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Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o potrzebie wystawienia budynka gospo- 
darskiego dla krajowego szpitala powszechnego we Lwowie. 
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Projekt budynku gospodarskiego, któren wraz z kosztorysem , z uwzględnieniem rzeczywi- 
stych i nieodzownych potrzeb szpitala lwowskiego, mamy zaszczyt przedstawić, Wys; Sejmowi, obej- 
muje następujące działy : 


A. Magazyny gospodarskie. 


Celem uzyskania niezbędnego schowku na sprzęty, drzewo, słomę i inne rzeczy niedające 
się pomieścić w lokalnościach szpitalnych — wystawioną została, w roku 1876, na gruncie szpitalnym 
obok głównego gmachu, w odległości 5 sążni od mieszkania rządcy, drewiana szopa. Szopę tę, mie ob- 
ciążając funduszu szpitalnego, postawiono zapomocą służby szpitalnój z użyciem na ten cel stare- 
go materyału z rozebranego dachu szpitalnego. 

W roku 1876 polecił Magistrat miasta Lwowa Dyrekcyi szpitala rozebranie tójżesamćj 
szopy, przyczćm powodował się względami ogniewo—budowniczo— policyjnymi a mianowicie względem 
tym, że, w razie pożaru, grozić może szopa niebespieczeństwem innym budynkom szpitalnym, w pobliżu 
położonym. Skutkiem czego nastąpiło już rozebranie szopy w jednój części zanadto zbliżonej do pomiesz- 
kania rządcy, co się tyczy zaś drugićj części, ma być uskutecznionóm do końca b. m. 

Tenżesam Magistrat w relacyi z 14. listopada z. r. nastawając na zniesienie szopy żądał 
„zarazem od nas wyjednania u Reprezentacyi krajowej uchwały zezwalającej na budowę 2 
"dla szpitala szopy murowanej i ogniotrwale krytój. 

Sprawdziwszy na miejscu, iż rzeczona szopa nieda się żadną miarą nadal utrzymać i prze- 
konawszy się zarazem o naglącćj potrzebie wystawienia natomiast odpowiedniego budynku murowanego 
— objął Wydział krajowy w powyższym projekcie: 

a) na poddaszu w części środkowćj budynku: 1) skład na słomę czystą do sienników, 2) po 
jednėj i drugiój stronie tego składu magazyny na sprzęty i inne drobniejsze rzeczy inwentaryałne ; 

b) w parterze obok mieszkania służby: 3) magazyn na rzeczy inwentaryalne większej warto- 
ści, 4) skład sienników wraz z lokalem do wypychania sienników, 5) skład dla pomieszczenia 100 
metrów kub. drzewa porąbanego i oraz lokal do rąbania drzewa w porze zimowój, 6) skład zbrudzonćj 
i zużytćj słomy. 


B. Pomieszczenie służby domu. 


Służba domu w liczbie 22 osób mieści się obecnie w zachodnim skrzydle gmachu szpital- 
nego, w piwnicznym lokalu na ten cel adoptowanym. 

Lokal ten nieodpowiada ze wszech miar tymczasowemu swemu przeznaczeniu, jest bowiem 
za ciasny, wilgotny, niedostatecznie wystawiony na działanie powietrza i światła dziennego, a w cza- 
sach epidemii z szpitalnych budynków podlegający najpiórw zarazie. 

Po należytćm wejściu w sprawę mniema Wydział krajowy, iż niedostatkom w powyższym 
względzie da się skutecznie zaradzić przyjmując przedstawiony projekt, którym nabywa się cetóry ubi- 
kacye mieszkałne, dozwalające pomieścić całkiem odpowiednio część służby domu. Przyezóćm rofiektuje 
się nato, że reszta tejżesamój służby da się przenieść do projektowanego przez nas budynku dla 
pralni, łaźni i kuchni. 

Na tój drodze osiągnie się i tę korzyść, że służbie przez nas pomieszczonćj w pomiermiony 
sposób można będzie poruczyć bezpośredni dozór nad magazynami gospodarskimi. 

Nadto pominąć nie można uwagi, że wprowadzeniem tego uiepszenia przywiąże się silniej- 
szym węzłem o dobro zakładu dbałą służbę. 


C. Pomieszczenie trzody chlewnej. 


Utrzymanie trzody chlewnćj odpadkami kuchennymi stanowi gałęź dochodów szpitala, 
które przynoszą corocznie czysty zysk około 1000 złr. 

Trzoda chlewna w ilości 16 sztuk mieści się tymczasowo w starym, zniszezonym budynku 
naprzeciw wschodniego skrzydła gmachu szpitalnego w odległości 5ciu sążni. 

Tymczasowy chlewnik ten nieodpowiadający zupełnie swemu przeznaczeniu, w tak bliskióm 
sąsiedztwie z głównym zakładem ze względów sanitarnych, nie może być nadal cierpianym. 

Powstałój ztąd potrzebie co do stósowniejszego pomieszczenia trzody chlewnćj zaradza ze 
wszech miar zadowalniająco projekt nasz powyżćj przedstawiony. 


W projektowanym budynku gospodarskim starano się zadośćuczynić wymaganiom szpitala 
pod względem budowniczym i sanitarnym. 

Projektowany budynek ma być pomieszczony na najodleglejszym krańcu gruntu zakupione- 
go od Hófficha dla szpitala w części wschodnićj — sytuowany w ten sposób, aby w odpowiednićj 
odległości zostawał od innych budynków szpitalnych i zarazem dozwalał utrzymywać potrzebną komu- 
nikacyę z głównym zakładem. 

Koszta wykonania tego budynku obliczone są z możliwą oszczędnością. 

Na powyższej podstawie Wydział krajowy wnosi: 
Wysoki Sejm 
raczy przyzwolić na wykonanie projektowanego budynku gospodarskiego dla szpitala lwowskiege 
i udzielić na ten eel dodatkowy kredyt w kwocie 
8217 zir. 54 ct. 


` Lwów dmia 13. sierpnia 1877. 


Ludwik hr. Wodzicki w. r. 
Marszałek krajowy. 


Dr. Franciszek Smolka w. r. 
Cztonek Wydziału krajowego. 


Z drukarni A. Waydowicz (przedtem M. F. Poremby} we Lwowie. 


